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Vaststellen van de aangepaste scope van het project 'De Entree', waaronder de keuze voor de fietsen¬ 
stalling onder het Open Havenfront ter plaatse van het Prins Hendrikplantsoen 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 17 februari 2015 (Gemeenteblad afd. 1, 
nr. 234), 

Besluit 

kennis te nemen van: 

1. het financiële kader: 

a. de investeringskosten van € 135 miljoen, exclusief btw, prijspeil 2014, van de totale scope 
zoals door de raad vastgesteld bij het VO Maaiveldbesluit van 14 maart 2012 en de door de 
raad vastgestelde voorkeursvariant voor de Prins Hendrikstalling; 

b. de toekenning van € 17 miljoen uit de begroting 2015 door de raad, op 6 november 2014, 
voor de maaiveldinrichting De Entree en een bijdrage voor 


de fietsparkeeropgave Stationseiland en de hieruit voortvloeiende noodzaak besparingsmogelijkheden 
te onderzoeken; 

c. de verwachte investeringskosten voor de aangepaste scope van 'De Entree' van € 125 miljoen 
exclusief btw, prijspeil 2014, en een verwachte bijbehorende indexatielast van € 9 miljoen; 
in te stemmen met: 

2. de aangepaste scope van het project De Entree (bijlage 1), waarin: 

a. het uitgangspunt is gehanteerd om de vastgestelde ruimtelijke en functionele kwaliteit zo veel 
mogelijk te realiseren, te weten: 

i. fietsenstalling ter plaatse van het Prins Hendrikplantsoen; 

ii. verbeteren van de spooremplacementen; 

iii. het realiseren van het autovrij maken tussen Damrak en Martelaarsgracht en de verlaging van de 
Westertoegang; 

iv. de vernieuwing van de openbare ruimte op de centrale as Damrak- Centraal Station (inclusief het 
gehele voorplein); 

V. ontgraven van het Open Havenfront ter hoogte van het Prins Hendrikplantsoen; 

b. de volgende projectonderdelen, gelet op het ontbreken van voldoende financiële middelen, nu 
niet uit te voeren (zie ook Figuur 1 in bijlage 1 "Begeleidende notitie raadsvoordracht april 2015"): 

i. herinrichting kruising Droogbak; 

ii. herinrichting Prins Hendrikkade west (maaiveld); 

iii. herinrichting Singel; 

iv. aanleg steiger Open Havenfront west noordzijde; 

V. vernieuwing kade Prins Hendrikkade west; 


1 


Gemeenteblad 2015 nr. 44545 22 mei 2015 






X Gemeente 
Amsterdam 

X 


vi. vernieuwing kade Prins Hendrikkade oost; 

met betrekking tot de fietsenstalling Prins Hendrikplantsoen 

kennis te nemen van: 

3. de uitvoering van het amendement van 12 maart 2014 (Gemeenteblad 2014, afd. 1, nr. 289) door 
middel van een haalbaarheidsstudie van de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) en Movares en 
een expertbijeenkomst ten aanzien van verschillende varianten voor fietsenstallingen ter plaatse 
van het Prins Hendrikplantsoen (PH-stalling); 

4. de resultaten van de haalbaarheidsstudie en de expertbijeenkomst, met als belangrijkste conclusie 
de voorkeursvariant Open Havenfront (variant Al Waterfront); 

5. het voorstel van de Nederlandse Spoorwegen (NS), ProRail, Stadsregio Amsterdam (SRA) en de 
gemeente voor de totale fietsparkeeropgave van 17.500 in 2020 (oplopend naar 21.500 in 2030) 
op en rond het Stationseiland, waarvan de PH-stalling onderdeel uitmaakt; 

6. het feit dat met de keuze voor de fietsenstalling (variant Al Waterfront) het ontgraven van het 
Open Havenfront - een belangrijke doelstelling uit het Masterplan Stationseiland 2005 - tevens 
wordt gerealiseerd, 

en in te stemmen met: 

7. de keuze voor de PH-stalling (variant Al Waterfront, voorkeursvariant van de raad) en deze op te nemen 
als onderdeel van de scope van het project 'De Entree'; 

met betrekking tot beheer en onderhoud 'De Entree' 

kennis te nemen van: 

8. de geraamde jaarlijkse meerkosten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte van € 
600.000 als gevolg van het toepassen van natuursteen conform de aangrenzende inrichting van 
de 'Rode Loper' op het Damrak aan de zuidzijde en de IJ-zijde aan de noordkant. De resultaten 
van het beheerplan zullen onderdeel zijn van het kredietbesluit in het najaar van 2015. Te zijner 
tijd zal voor de beheer- en onderhoudskosten een accres worden aangevraagd; 

9. de verwachte jaarlijkse kosten voor beheer, exploitatie en onderhoud voor de PH-stalling; het 
procesvoorstel om deze kosten te dekken door genoemde partijen (gemeente, SRA, ProRail en 
NS); 

met betrekking tot het vervolgproces 
kennis te nemen van: 

10. het vervolgproces: 

a. het uitwerken van de PH-stalling en het geactualiseerde maaiveldontwerp vast te stellen bij 
het project- en kredietbesluit in de tweede helft van 2015; 

b. de verwachte start bouw van project De Entree in 2017. 


Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd 
in zijn vergadering op 1 april 2015. 

De voorzitter 
mr. E.E. van der Laan 
De raadsgriffier 
mr. M. Pe 
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